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CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

'Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 


d a^Í/Í 0NSTRUCC,ÓN DE PAVIMENTACIÓN C °N CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL EN EL 
BARRIO CHICO. 

LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC MUNICÍPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC ESTADO: OAXACA 


PLAZO DE EJECUCIÓN: 

41 DÍAS NATURALES 


INICIO: 

JULIO DE 2019 


rtíCTORfi 

SA. de Cv. 


RFr/^7Í^Â^n JUNTOS cqNÍfRy:iMps 

. •LTtZUÍ712íi5sAlunicipal S/N Col. Centro. SaS|^o^|^|'te^ Laxaca C.P. 717CX)Wl954) 58 

presidencia@jamiltèpecmúnicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 


TERMINO: 

10 DE AGOSTO DE 2019 


PRESIDÊNCIA 
MUNICIPAL \ 

Mpio. Santiago 


IDICATUR 

UNICIPAL 

oio. Sontiogc 
lamiltepec. 


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE 

c.v. 

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA 

DIRECCIÓN: CARRETERA PANTEON JARDIN NO.EXT 
123 CASA 23, INT. 1, COL. RESIDENCIAL JAZMINES, 

SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287. 

TELÉFONO: 

RFC.: CZU1712158G0 
I.M.S.S: P6110386107 

CORREO ELECTRÓNICO: construzuchiate@hotmail.com 


CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

FUENTE DE FINANCIAMENTO: FONDO III.- FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
2019. 


EJERCICIO: 2019 

MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION 
DIRECTA 


FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE JUNIO DE 2019 


MONTO: $ 618,383.73 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL ANTICIPO: 00.00% 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N) $0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.1I.VA INCLUÍDO 

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 



















































CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 



GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

SpS ÍspST Munldpal SíndiC0 Municipal res P ec t'vamente; y por la otra parte^lCARTURO 

zSc^ATE S A DP rV U caracfér d 1 ADMINISTRAD °R UNICO d. la empresa “CONSTRUCTORA 

DE r í dul f n en 10 suceslv0 d9ntro ael presente contrato se le denominara “El 
Contratista , de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 


I.- “El Município” declara: 


Declaraciones 


a) adminittrrrinTliíf í carác * er públic0 ’ con Património propio, autónomo en su régimen interior y con libre 
mmistraaon de su Hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II v 
ty dei articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo m ri» \L 

Estódo de Oaxara^ M y s ° teran0 de 0axaca anical ° 2 d9 la Ley Orgânica Municipal dá 


b ’ ML Comn,rce°n,ra d0midlto ^ '° S y ^ da ** Cd " tra, ° al db - d ° 9 " ““"'^'ReSS,! 

_ P3RA8 PUBLIC/ 

uv e l« a , Ut < 0 'ía? que -'° , re P resenta está Ocultada para contratar en los términos dei artículo 43 fracciones M p,0t Santí W 
y V, articulo 68 fraccon I. y Artículo 71 fracción I de la Ley Orgânica Municipal para el Estado de Oaxaca ‘ U ~ 


c) 


JamUtepeCf 
to.Jamiiu 
2011 




d) ^CONSTRUCTOI^ZUCHfATf®' Pr ° CeS ° ADJUDICACION DIRECTA a la empresa 

UüNSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V. Representado por el C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA de 

acuerdo al acta de ADJUDICACION de fecha 29 DE JUNIO dei 2019 y de conformidad con lo establecido 
en el articulo 25 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca v 
deranformidad con los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos dei Estado para el ejercicio 

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven dei presente contrato “El Municipio” cuenta con los 

APORTAcfoN^ General 33, correspondiente al Fondo III.- FONDO DE 

TERRITORIALES DEL f ° CIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONEíS IIMDICATUI 

Ar.r«K T -A DEL .? ISTRIT0 FEDERAL (FISMDF), para el ejercicio 2019, según oficio de MUNICIPA 

Aprobación y Autonzación No. MSJ/467/FIII/012/2019 de fecha 27 de Junio de 2019. Mpioísantiag 

II- “El Contratista” declara: Dtto.lgmllt ** 

Oc 

a) cçDi!ncA Ca f Cldad jurídica y técnica para contratar sus servidos, a través dei C. ARTURO LOPEZ 
S INOSAr-de acuerdo al documento Notarial Volumen Número 790 e Instrumento Notarial Núm< 
itada ante el Notário Público No. 19 deita dúdad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca que 
fiue se ostenta no le ha sido revocadorçj/estringido de manera alguna y que su repre’ “ 

-xistencia y capacidad legal, identifrcáRdosé -corí credencial de elector con foto 



nwjflOM 


:>liqJ425123875336 

; oria (Moral) en pleno ejercicio de sus 1 
CZU1712158G0 y Registro IMSS:-1 


i y que 


r de cor 


jchiot 

VC. C2 


de Cv^ JUNTOS CONSTRUlíÍ^p0D>E_. 

S/N Col. Centro, Santiago Jamüteoe^Sl^a^^IgMZOO Tel: (954) 58 

presidencia@jamiltepecmunicipioftçD.TO^arçi^g^|cmunicipio.r L 




Mpj t 

& 45 - 58 2 


.mx 


nr? çp 








CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 



GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 

c) Que tiene como actividad principal la realización de construcción de inmuebles comerciales 
mstitucionales y de servicios, construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministró 
de agua y drenaje, construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas, construcción de 


d) 


Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne-las condiciones técnicas 
económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto dei presente contrato. 


e) 


Como empresário y patrón dei personal que ocupe con motivo de los trabajos matéria dei contrato será el 
umco responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
matena de trabajo y seguro social. 


Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados 
dei Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los 
anexos dei presente contrato, planos, espedficaciones constructivas, catálogo de conceptos y programa 
calendanzado de ejecución de los trabajos. K > / h a 



g) 


*^ mai ] lfiesta protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos Pr r " ni 
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca.CLí' 

jUfnl.y r 

Que para los efectos dei presente contrato senala como su domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, el ubicado en. CARRETERA PANTEON JARDIN No.EXT. 123 CASA 23 INT 1 COL f ifo ^ 

RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287 cSHM , 


III.- Ambas partes declaran: 


a) 


Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecha 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato. - 


b) 



Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación ADJUDICACION DIRECTA aue 
se establecen en el artículo 25, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servidos relacionados S^OICATUR. 
Estado de Oaxaca. MUNICIPAL 


c) 


Primera: Objeto dei contrato. 



Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y 

conformidad dei contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confc lidad con l§?9’ Jomiltepei 
siguientes: — 



Mpio. Santiago 
expresa jomütepéc. 


CLAUSULAS 



COH . 

I u chi6fl»»l.l*IP 
R.F.C.CZU11W5SG0 


TESOREPíI 
MUNICIPÍ 

(f— encomienda a el contratista la realización de la obra: ^“CONSTRUCCIÓN DEI 
kCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL EN EL BARRIO CHICO” 
a localidad de SANTIAGO JAMILTEPEC, Município SantiagaJgmiltepec, la obra consiste en • SE 

LOS TRABAJOS : LIMPIA TRAZO Y NIVELACiÔN, ‘•DEL TERRENO NATURAL, 
IDO EJES DE REFERENCIA, EXCAVACIÓN PARAvÒESPLANTE DE GUARNICIONES 
^N DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 20 X 1S.ÍÇ 40 CMS. CIMBRADO EN 
DE SUPERFIC 'E PARA EL COLADO DE CONCRETQs HIDRÁULICO EN PISO DE 
i-jSPESOR CON MALLA SOLDADA DE 66 10-10, COLADO CONTINUO CON CONTRA 
MINADO RALLADO, PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFÍCQ EN GUARNICIONES ASÍ 
GENERAL DE LA OBRA, PRESIDENCIl 

PAI 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL 


Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 7Í700*itfef ^54158 2 85/45 “58 2 8Í 3o" 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamilt€^^iTHj>tíc?pfó^^ w — 

_ Onx. 201$ *2 


íimx 
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Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 



este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido nor lo<? 
diversos ordenamentos, normas y anexos senalados en este contrato así, co^^l^SnSfí matena 
de construccion vigentes en el âmbito federal, estatal y municipal, los proyectos planos especfficacbnes 

forrSan m pa S rte y integrante ^eíe' 'SST'” * “ eXPedÍente téCnÍC0 aut0rizad °' que COm ° anexos 


Segunda: Monto dei contrato. 


OCHENTAY d TRES e p S EsÒs73/?00 M NUSíilfrnTnn 3d * 06 i 618,38373 < SEISCIENT0S OIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
uuhenia Y TRES PESOS 73/100 M.N) I.VA INCLUÍDO, integrado con las siguientes aportaciones:. 


FONDO 


FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRÜORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. 


TOTAL 


SUBTOTAL 


$533,089.42 


$533,089.42 


IVA 


$85,294.31 


$85,294.31 


TOTAL 


$618,383.73 



mm:u- m. 

$618,383.73 


Tercera: Plazo de ejecución. 


Tvipio. Santicg 

Jamiltepec, 

^^eeuter ia obra en un plazo de 41 dias naturales debiendo iniciar la obra objetrP 0 ^" 
f® 1 pr ® sente contrato el dia 01 de Julio dei 2019 y terminaria a más tardar el día 10 de Agosto dei 2019 de “ 
acuerdo con lo solicitado por “El Município” y los programas presentados por “El Contratista”. 


ContríSa”?^ 0 ^ ® n . te , ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El %■ 
Contratista o a El Município de comun acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solicitud * 
por escnto de El Contratista” y la evaluación de “El Municipio”. 


Cuarta: Disponibilidad dei inmueble y documentos administrativos. 



SINDICATUI 

MUNICIPA 


“!! “V n n c ,c ÍSu” S ® ° bli f a P ÜT r a dís P° sición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a Mpio.Sàntía* 
cabo los trabajos matena dei presente contrato, así como los dictámenes, licencias permisos ;>, V demás Awnfltepeç, 
autonzaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la réalkJ&™2&- 1 



tefh 

20 


§mSMè3r£. 


..' r p ad ° P or El Municipio” por concepto de anticipo es por la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 
NCLUIDO, que representan (00.00%) dei monto total dei contrato y por lo cual “El Contratista” 
gaflos exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el cor 1 ™ — 
•grado con las siguientes aportaciones: 


Mp/o. Sanm 


Ciii 


„ .. RORTACIONES PARA LA 

Í ESTROCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
dKíMARtdVQlOllÊSrYERRITORIALES DEL DISTRITO 

- 


$ 0.0 


$0.0 



• 202f 


'T- 



JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARRj 


...,_ _hntfogo 

Palacio Municipal S/N Col. Centro. Santiago Jamiltepec. Oaxaca C.P. 71700 Tel: 58 2 / 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / iamiltepecmunicipio qob mx fuItSp&Cg 

~ '‘d. 2021 




V ÜuA-' 
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Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de “El Contratista” con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega dei anticipo será motivo para diferir en igual plazo 
n a/n .eílHn 9 ^ pactad °' cuando “ El Contratista” no entregue la garantia de los anticipos dentro de° 
Sdginafmentí ’ procedera el drfenmien t 0 y P or tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida 


^rnne'cirií Mn? ?? i amodizado totalme "te en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con 
go a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30% i 

SS 'JLSZÜ, T de '? s . mismas ' debí ®ndose liquidar ai faltante por amortizar on la oScidn flnal pare’ 
referenoa E M p '° en su caso, efectuara la deducción respectiva ai formularse la úllima estimación de 



REGIDUpÍA D 


Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si loM,In K 
destma a ftres distintos d. tos pactados paga-a a -El M un i c ípio-, g£,os f,nanemos 000 ^-oreced m en!c í I? 


establecido en el Código Fiscal dei Estado, como si se 

SrraC^^r^ 36 Pa9 ° — ' a fôCha “ ^ 


lüi »r- 


Sexta: Forma de pago 


Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato, se paguen mediante la formulación de ^*8^” 

d6b f án CUbrÍr por unidad de obra terminada, previa verificación de^NDICATURi 
obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme dMUNICIPAL 

SSEEIIÍS autod2 ? d V d " d ° ™yor de treinta dias, las que serán 

dentío díinct ^ acompanadas de la documentación que acredite la procedência de su pago Jarrfiltepec, 

Hon? de ou L, at dias hablles S| 9 uientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la ififro. JamHtei 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca Cfax. 2011 

. vjWWJí , 


Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes senalado, se incorporaran a las sia 
estimaciones para que “El Município” inicie su trâmite de pago. 9 



En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un 
tres dias naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 

üf,n? U H nÍCÍP h ÍO K , CUbrÍrá *l“ EI Contratista ” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no màyor de 

artímiffSMí'? S C J n hk° S a D P !r' r de ' a f6Cha en que hayan sid0 aut °rizadas por “El Município” según el 
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca. Jamiltepec* 

nain rt?io? Í m?m« r J VÍen f V qU ® “ El Municipio ” 000 car 9° a cada una de las estimaciones al realizar ei 
^pago de las mi smas le aplique las siguientes deducciones: 

"^jeión proporcional dei anticipo (hasta un 30%). 

T dra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Poy»§cepto da apor 
pago de vigilância, inspección y control de los trabajos ejecutàçlqsèííàrlos çont^ 
ne a lo establecido por el artículo 51 fracción XVIII en relación can&HSnpe dé la Ley de 

M CÍ0 * . R f ,acionados del Estado de Oaxaca. DichadÇdyixièrvI© será retenida 
ante por El Município , mediante la aplicación de los mecanismos de;págos establecidos 

corresDondiemes^ '° S reCUrS0S ’ mismos 9 ue serán captados y enterartos^-á las instancias 

Juchiat* SA. de C ú S/N Co , Centro Santiago Jamiltepec Oaxaca C.P. 71700 Tel (9s44iStl?Oé 1 í8^'58^ 82 30 
CZU17121S3,) presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx /jamiltepecmunicipio.gobifii^í^ ^ 


cor 



ISTI 
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ífSfl 56 d ® Pa9 ° S er \ exceso ' “ El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso más 
nLS correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dei Estado de 

?atuSsT,°Hp S \ff tP f h 061 SUpUeSt ° de prÓrr0ga para 61 P a 9° ^ créditos fiscales ? se SüpSSran por dias 
deí municipfo Pa9 ° ' 3 f6Cha 60 que se pongan efectiva ™nte las cantidades a disposición 

Séptima: Garantias 

dfobrafpúbN^ív CpÍ 9aa ^1f ÍtUÍr forma términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Le 
Obras Publicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca las siguientes garantias: 

Uuiente7 a !a^!:fctenor a Sn SU “ S ° ^ deCerá " mm * M den,ro de 105 «**» <*» naturales ^——-7 
Del ADJUDICACION y será por el 100% dei monto de los anticipos. pfeHAS PÚBLICAS 

Sigú^Sã*' 0 ^ 105 COnlra,OS ' 6S,a 9aranBa dabe,á COnS,itU,rSe dan,ra de ,os <«“ na , ura |ZtllCT 

Notificación dei ADJUDICACION y será por el 10% dei monto total de la obra. ***' MjfrWr 

oartir de', P ° r 6 ' 10% del monto total de la obra P° r un Pe"odo de doce meses contados a 

SÍIrtnc p ? h d H f í | 9a recepcion de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca b y 

mnntn 9 wí Z r! r ''™ ersiót] del antici P° “ El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% d 3 
monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesorería 

la obra* 8 06 H Ayuntamient0 de: Santia 9° Jamiltepec misma que será presentada con antefeseión al inicio de 

Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza Dor el i( 
monto total de la obra contratada en los términos del párrafo anterior. 

. - .■> ' í " 

Asi mrsmo “ El Contratista” previamente a la recepción de los trabajos por parte de “El MunicipioK 1 "* 
ga J a ' zara ' a ° b [ a p ° r u n penodo de doce meses y por el 10% del monto total de la obra en los términos P de?° X * 
articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los 
e ectos que resulten de su realización por vidos ocultos y de cualquier otra responsabilidád en la que hubier 
incumdo ensu eiecucton y hasta qua “El Contratista " haya cumplido con todas las obltgldóSes que 
denv^misíeicbntrato, dicha garantia deberá ser por el 10% del monto total de la obra % ^ 

costos 

la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de ordoB^onómico"no previstas 
_J e determinen un aumento o reducción en los costos de los íralã#^:eunTno eiecutados 
ograma pactado, dichos costos, cuando procedan, deberáiíCteále^os atendiendo el 
“ f de c °stos acordado por las partes en el contrato, de acüèrdo con lo’ establecido en el 

^ í Publlcas V Servicios Relacionados del Estado dé Oaxaca, el aumento o 
^ lon correspondientes deberá constar por escrito. 

-Zuchiate SA. ae v.v. 

podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiéfltqtSlOE^CS.ív 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARÍ|ffiÊ& 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: b 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx/jamikepecmunici^iKÍt4^-* e !,í C ' 



SINDICATUR 

d JVIUNICIPAL 

ae Mp/o. Santiagt 
Jamiltepec 










CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 



1. 


contmtSS °JTT de ' r° ntrat0 P emr,anecerán fi jos hasta la terminación de los trabajos 
Ir? /® ap '? ra 9 los costos directos conservando constantes los porcenta es 
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio dei contrato 


Hfhlíl 5 ef6Ct ? S 13 ' ev , isi ° n será efectuada por “El Município» a solicitud escrita de “El Contratista” la oue 
debera acompanarse de la documentación comprobatoria necesaria. p 


En caso de existir conceptos no considerados dentro dei catálogo respectivo se consideraran como trabaios 
pago 0 de l bs ri m^mo d s eberan ^ reV ' Sad ° S fbrma C ° njUnta entr ® “ El Contratista ” Y “El Município” para el 



Novena: Modificación dei contrato RFGíDU^Ia D 

U d a prasente contrato éste se podrá modificar mediante ia suscripción de convénios siempre Mpio. Santía 

LniS?í° t0S considerados conjunta 0 separadamente no rebasen el 25% dei monto o dei plazo pactado ™ JamSpet 
impliquen variaciones sustanciales dei proyecto originalmente autorizado. ’ Dtto, Jqp%íttef. 

Oqk 


La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Município” y deberá efectuarse Dor 

Intamn^?^ 0160 ! 6 fundada ® y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al Órgano de Control v *h>gs * 
celebracion S tana de la Contralor,a y Transparência Gubemamental, dentro de los diez dias hábiles a su 


Décima: Representantes de las partes 


I^ C ^ ntrat Í Sta ” - Se H bl '? a 3 desi9nar P° r escrit0 y 9 establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en eL 

srtio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para toma? INW€ATUI 

ÍSSn T d0 0 reatlV ? ? dum P |imient0 de este contrato. “El Município” se reserva el derecho de su MUNICIPA 
aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejencer en cualquier tiempo Mp/o. Santíaç 

Jamiltepec , 


de dís P uest0 p° r e ‘ artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servidos 1 


°r aCa d6SÍ9na °°"» SU re P rese " ta "<® en'V oíral « La™£> 

d S hi ° S trabajos 0 denvados de ellos a la residência general de supervisión, que tendrá entre otras las 
facultades y obligaciones que senala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:’ 


Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto dei contrato y dar a “El Contratista” por escrito 
que^este caso ordene pertinentes ' relacionadas c° n su ejecución en la forma convenida y con las modificado 





Asimismo, convienen que en caso de que “El Município”, contrate a un tercero para realizar trabajos 
supervisjon, v,g,lança, control y revisión, “El Contratista”, otorgará a ésta las facilidades, d^umentosT^^^ 



. -» w laomuauco, UUUUII ItfíllUÒ V dalOS 

? Sera ^ es P° ns9ble de cualquier autorización y aprobación de los asuntos reladonados con BCI , f „ 
«EÉ iiQcl presente contrato, la residenda de'd08i*rí^ 


m que la bitácora de obra formarei 



WywiCJPAL 

Mplo. Santiago 
Jamiltepec, 
Qtto. Jam/ltepa 
- ?0J9' 


p R E S10 E r A ‘ * Â / i / 

<»SA d» Cv . juntos construimos eLpesarrol 

r7Íl<74V:Fn^Í ICIpal s/NCol Centfo - Santía 9oJarT>ilfêf^^3f^^c.'p. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45.58 2 8 
” " P res idencia@jamiltepecmunicifm:^hmx ^jaarpi^pecmunicipio.gob. 
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Décima primera: Responsabilidades dei Contratista. 


motivndírífn^rln 6 ^ 1 ' 9 ! 3 que !° S materiales V e P ui P° que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra 
nmm»2s Sí? 0, U . f an C ° n aS normas de cah *rt establecidas en el listado de insumos que intervienen en la 

Saccfón realÍZadÓn de t0daS y 0803 Una de las partes de dichos trSbíjós se Sec5úTn a 
mim a “ 0 Ho , e ® Município , asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los danos y perjuicios que por inobservância o negligencia de su parte se llequen a causar a “El 



Es facultad de “El Município”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la eiecución da ^OURÍa í 
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación J d< *3RAS PÚBLIC 

a Mpio. Sentia 

íniSi S r«°’ a e ? H lrtUC l de qu , e <<EI Contratista ” es el único responsable de la ejecución de los trabajos deberá Ja ™Utepec, 
çJn, irvfari 3 todos l0 ® re9 ' amentos y ordenes de las autoridades competentes en matéria de construcción fo * Jomiltep 
segundad, uso de la via publica, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el âmbito federal estatal o aXm 2ürro * ,r 

2S3Ü- asi com ° a las instrucciones que al efecto le seriale el gobiemo Las responlbSes y los darios v' 
perjuicios que resultaren por su inobservância serán a cargo de “El Contratista”. y y 



Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de 
cualquier oja persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimacionespor Sos ebutato en 
cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Município”. ejecutados, en 


Décima segunda: Cláusula Penal 

A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato 

rSílíí y m ° nt , 0S menaua J es aprobados, “El Município” comprobara periódicametól 
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa en la 

co^responda° mParaC, ° n ^ pr0Cederá a la evaluactón de los danos causados y deducirá el 


con el 
@de los 
cíf .que al 
" ' lo que. 





Si como consecuencia de la comparación a que se refiene el párrafo anterior, el importe de los trabajos reâimen 

qü t el estableado en el programa de obra, “El Município’’ retendrá en total elS^dTla^ 
inirin Hot de d ' ch ° s ' m P odes mult| P |lcada P or el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el* 
ini cio delasadiv dades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, porlòtantoTmensualmente' 
jion o devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada : 

ista” no concluye los trabajos en las fechas serialadas, también como pena convencional deberálín4? 
umcipio la cantidad de 0.002% (dos al millar) sobre el monto total dei contrato, por cada día natura$ D fa N !£lrt5Í 
st§,el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de “El Municipio”. Jamiltepec 

IndePIWiWMTlunte dei pago de las penas convencionales serialadas en los párrafps, anfériorés “típMuniciDiortnT* 
de dafi ° S y per í ülc ' os ocasionados al erário público, en cantidad líquida y cterta iademás de 
H STfU€ 9 T r i l « l W lpl,mient0 del contrato o rescindirio. ’ - 


Zuchi^e^Á-ddqoCf^anifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause darios V perigtóos bien 
R.F.C.ílHWTfítSSW ceros (9rupo de trabajadores), “El Contratista” estará obligado^j^a^f,pj términ 


O é c , mat ercera : Suspe ]WtmatoNsTRu|Mos ^ DESAR( ^gPA t . 


Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 TelU' 
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HfL^1nÍ PÍO ” J°í á S ^ end , er tem P° ra 'mente en todo o en parte los trabajos contratados por causas 
debidamente justificadas, debiendose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. K 

Para tales efectos “El Município” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por “El Contratista” en el 
que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la 
reanudacion de los trabajos. H 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron la suspensión temporal. 

Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato 

fíEGIOURÍA Dl 

“El Município” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los ^ : 
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca $° ntí ag 

Jamiitepec, 

Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente ei presente contrato por razones de interés general o pc?^ 0, 
mutuo consentimiento. a 

En relación con lo anterior, “El Municipio” determinará la rescisión administrativa, cuando “El Contratista” nov 
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa dee í 
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcdón y no repare o reponga alguna parte de la " 
obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcdón o normas de calidad, si no cubre 
oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestadones de carácter laborai (IMSS, INFONAVrL.*.mn ATllf 
SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de 
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra obieto 

de este contrato o los derechos derivados dei mismo, así como cualquier otra causa que implique Qpniravención a ty °ihont>r 
los términos dei presente instrumento. M ^ t JamilteffCC, 

í 

Cuando “El Municipio” detennine rescindir ei contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin hecesidad' 
de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el p 

junicará a “El Contratista” la rescisión dei contrato en forma fehaciente por escrito de açuerdo 
de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca a fin de qüe 'êste 
. to de 15 (quince) dias hábiles, contados a partir de la fecha en que redba la hQtiflèaqÓrí de 
iga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertineritèsPffO 1 
1 _ Jamiitepec » 

_»aiia ¥ MM««J r| ' no re torido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valèr 
- El Contratista", resolvera y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hábiles siguientes a que se 
“sta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondrá el pago de las penas convenidas. 







•munique a “El Contratista” el inicio dei procedimiento de rescisión dei 
r ’ """ P roceder á a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados 
R.F»Ci n Cc& 7 T i21í80l) ns ^ a ' ac ' ones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia dt^ 
circunstanciada y notariada dei estado en que se encuentre la obra, así como establecer 
naturales para la recuperación dei anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las ca 


rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público. 
“El Contratista” estará pbügadp a devolver a “Ei Municit 


partir de la fecha de in 




entregaCte.para tó realizacíóf) deiJOS trabaja&liago Jamiitepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954) 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.fnx * fç -, r, ' 



arte de “El 
i,toargo dei 
acta 
; diez dias 
otivaror 


2021 









CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 



En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por 
incumplimiento dei programa, “El Município” y “El Contratista” convienen en que aquélla procederá a hacer 
efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo 
que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a 
la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. 


Décima quinta: Recepción de obra 



“El Contratista” comunicara a “El Município” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados par^-ífo Mf,? 
que dentro dei plazo de veinte dias verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones ^ 
establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos “El Município” contará con un plazo 
diez dias naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento dei acta de entrega T ,...':% ec ! 
recepción corresDondiente. auedando la obra baio su rasnnnsahiiirtari 


recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 


La entrega recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos que 
tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse la entrega se 
deberá exhibirfianza que garantice los vicios ocultos de la obra, la cual tendrá una vigência de doce meses. 


Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro dei término estipn^do en el contrato, el 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra qué'jtjç$í^q. pará cada uno 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante éfF" 

L* 

Determinado el saldo total, “El Município” pondrá a disposición de “El Contratista” ei 
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el reintegro de los' 
debiendo, en forma simultânea, levantar el acta administrativa que de por extirxjfeÉfés los di 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. PRESIDENCIÃ 

_ n . MUNICIPAL 

Dec "PÜ*í )lscre P anc,as MUp. santiw 

Jamiltepec, 

'■ que durante la ejecución dei presente contrato llegaren a surgir 
sobre los aspectos que más adelante se senalan de manera específica 


espondiente, 
es resultantes; 
hos y 


10 



escrita 



ter téc 

,_, _ I, las parteá'^;: 

^jejos representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por^ * 1 
óancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de 
fá'siguiente de recibida la notificación y en un término no mayora 10 (diez) dias hábiles se procuniumr atmR ? 
wrde a>mún acuerdo a la mejor solución para las partes. ° MUNI C IP A 

cjLj r 1 c ' ue lle 9 uen ,as partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta* ^am^tepec^° 
.uchjafespáTdfSfltéÍM^ue será suscrita por sus representantes, reconociendo desde' aho^qistwtej,.validez a diclp^ 0 jamiltep < 

R.F.C. a CflJ^12í58GO g 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no Iteguen a ningún acuerdo qoe- 
ponga fin a la discrepância, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes. 


Décima séptima: Legislación 


Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto di 
disposiciemesiraglamqntafiasiycadministratrvaaôpliQablÉ^oc, Oaxaca c.P. 71700 Tel: (9§^^6 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 




cada I 
équisitos que 
Si^cfemás normas 
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 


serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código 


Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 


rnnfrSl eS o C ? nVÍeri t en qU ® t0d ° lo no previsto en el Presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y 
™SL1 IC 2 ,nte !T S que cada un0 representa y en caso de controvérsia en su interpretación y 
rpSiPn^rin ? Part H S H S ! s ° meten a la j unsdlcc 'ón y competência de los tribunales dei fuero común, con 
residência en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista renuncia al fuero aue 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. P 

las pertes del contenido y alcance legal dei presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no 

in ffrS ld °i err0 | r ’ eS,0n ’ d0 0, mala fe ° VICI ° al9uno de la voluntad due Pudiera invalidarlo y para su constância 

naSTp n=™V mar p en ’ T e ! Mun,c| P |0 de Sant^go^ajrniitepec, distrito de Jamiltepec en el estado de 
los 30 dias dei mes de Jumo dei dos mil die&rtóáSÉ**^. 


PRESÍDENCIÂ 

C. CecilurRiVàs 

Mpio.Sam ■ presidento 

jamiltepec: f 
Otto. Jamiltepec, 

Oax. 2019 - 20*£ 



Por “[ 


SINDICATURA 
MUNICIPAL 

Otto, JamíltepeCf 
Oax. 2019 • 2021 



3pez Soriano 

/IUNICIPAL 


11 




C. ARTUROJ. OPEZ ESPINOSA 
ADMIlT 
TRUCTC 


ismm c.v. 


«w„ (e SA . de 4 

fi 'í&ílKí7i2t53 


i 


rfg idur/a de 

C. Fernando Jesús Ávila PÚBLICAS 
Cisneros Mpio. Santiago 

REGIDOR DE obras Jamiltepec 
PUBLICAS Otto. Jamiltepec 
Oax. 2019 • 20? f 



J/SORSgL 





mumicipá 

M ?g 0 ’f°nOag 0 

Ptto.JZlã- JESORERO MU ^ ,CIPAL 


°°x. 2019 


epec, 

'2021 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 
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